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Bekendmaking vaststelling projectplan Herinrichting Bovenloop Groote 
Molenbeek met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger 

Bij besluit van 30 september 2015 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei het 
projectplan Herinrichting Bovenloop Groote Molenbeek vastgesteld. Uitvoering van het projectplan 
leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van oppervlaktewaterlichamen. 


Toelichting 

Het waterschap heeft het herinrichtingsplan voor de Bovenloop van de Groote Molenbeek tussen 
Grashoek en de rotonde bij de Turfhoeve opgesteld. Dit omdat het gedeelte tussen de instroom van 
de Boksloot en de rotonde een natuurfunctie heeft en daar op dit moment niet geschikt voor is. Voor 
het gedeelte tussen Grashoek en de instroom van de Boksloot dienen nog waterconserveringsmaatre- 
gelen te worden genomen. Tevens wil de gemeente Peel en Maas langs dit beektraject een recreatieve 
zone aanleggen. Een gecombineerde en gelijktijdige uitvoering van beide trajectgedeelten geeft voor¬ 
delen. Daarom is een integraal projectplan opgesteld. 

Voor de herinrichting van het beektraject tussen Grashoek en de instroom Boksloot heeft de gemeente 
op meerdere plaatsen grond ter beschikking gesteld. Ter plaatse van golfdomein Kapèlkeshof zal de 
eigenaar zelf de herinrichting ter hand nemen. Dit beektraject wordt licht slingerend aangelegd en krijgt 
een gevarieerder profiel met gedeeltelijk een bodemverhoging. Langs de beek wordt een landschappe¬ 
lijke beplanting gerealiseerd in combinatie met een wandelpad van Grashoek naar de A67. 

Benedenstrooms van de instroom van de Boksloot wordt de beek natuurlijk ingericht. Door de aankoop 
en ruiling van grond is hier de ruimte voor herinrichting ontstaan. Tussen de Venweg en Struiken wordt 
een doorstroom moeras aangelegd waarmee het oorspronkelijke natuurlijke karakter van de beek wordt 
hersteld. Over ca 100 m wordt de beek verlegd. Het wandelpad vanuit Grashoek gaat slingerend door 
het te realiseren natuurgebied. Met de vrijkomende grond worden de aangrenzende landbouwgronden 
zoveel mogelijk opgehoogd waardoor de gebruiksmogelijkheden worden verbeterd. 

Benedenstrooms Struiken tot de A67 wordt een bos aangelegd en worden een vijftal cascades (bodem- 
vallen) in de beek aangelegd. Hierdoor kan de duiker onder de A67 door Rijkswaterstaat passeerbaar 
worden gemaakt voor landdieren. 

Noordelijk van de A67 worden ook vier cascades aangelegd. Dit ter overbrugging van het waterstands- 
verschil boven- en benedenstrooms de te verwijderen stuw nabij de golfbaan Peelse Golf. Ter plaatse 
van deze golfbaan wordt de beek op een natuurlijke wijze geïntegreerd in de golfbaan. Het beekgedeelte 
tussen de golfbaan en de instroming in de duiker onder de rotonde bij de Turfhoeve wordt natuurlijk 
en licht slingerend ingericht. Als gevolg van de geplande maatregelen zal op termijn de inspanning 
voor beheer en onderhoud van de beek afnemen. 

De start van de uitvoering is gepland voor het einde van 2015 en zal ongeveer een half jaar duren. 

Na afronding van het werk zal het waterschap de beek onderhouden vanuit de aan te leggen schouw- 
paden. De landschappelijk in te richten percelen worden overgedragen aan de gemeente Peel en Maas. 
Verder zal het waterschap en gemeente de in te richten gebieden gaan beheren. De beide golfbanen 
zorgen voor het beheer van hun eigen terreinen. 


Ontwerpprojectplan 

Een ontwerp van het projectplan met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 
3 april 2015 tot en met 14 mei 2015 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. 
Er zijn zienswijzen ontvangen. Het projectplan is naar aanleiding daarvan op onderdelen aangepast. 


Ter inzage 
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Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 23 oktober 2015 
tot en met 3 december 2015 tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Drie De- 
cembersingel 46 te Venlo. 


Beroep 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan. Geen beroep 
kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij 
geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift 
dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening 
van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. 
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien 
onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, locatie 
Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd. U kunt 
ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Op het onderhavige projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat beroeps- 
gronden na afloop van de beroepstemijn niet meer aangevuld kunnen worden. 


Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider. Hans Stevens via telefoonnummer 
077-3891133 of per e-mail: hans.stevens@wpm.nl. 
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